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SECRETO 


GOBIERNO NACIONAL DE 
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 


OFICIO No. SENAIN-D-S-0031-2013 

Quito D.M., 22 de Enero de 2013 


Señor 

Ing. Gabriel Guecelevich 
500 SMART SOLUTION LCC 

De mis consideración, 

En referencia al Contrato No. SENAIN-GE-008-2012 suscrito el 14 de noviembre de 2013 entre 
su representada 500 Smart Solutions LLC y la Secretaría Nacional de Inteligencia, para el 
proyecto "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE M0NIT0RE0 PARA EL GRUPO DE RECONOCIMIENTO 
DE INTELIGENCIA CONJUNTO, GRIC", comunico a Usted que, una vez analizada su cotización 
respecto al equipamiento adicional solicitado, esta cartera de Estado ha decidido adquirir, a 
través del respectivo Contrato Complementario, el referido equipamiento. Esta adquisición se 
efectuará por un valor de USD $ 526.500,oo (QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS 
00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA], valor en el que no se encuentra 
incluido el impuesto al valor agregado (IVA), de acuerdo a la oferta económica enviada por su 
representada con fecha 21 de enero de 2013, y los equipos deberán ser entregados hasta el 31 
de marzo de 2013. 

El valor total del contrato se pagará contra entrega de los bienes, una vez que se haya suscrito la 
respectiva Acta de Entrega-Recepción Física de los equipos y previo a la entrega de la 
correspondiente Garantía Técnica. 

Así mismo, hasta la entrega de los bienes objeto del Contrato Complementario, su representada 
deberá presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo, la cual será equivalente al 5% del 
valor total del Contrato Complementario, y tendrá las mismas características de incondicional, 
irrevocable y de cobro inmediato, debiendo mantenerse vigente hasta la total recepción 
contractual. 


Atentamente, 


MAE. Pablo Romero Quezada 
SECRETARIO NACIONAL 
SECRETARÍA NACIONAL DE INTELIGENCIA 
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